الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 7 القياس والدفع 


الفصل 7.1 ... 


القياس والدفع 
231111 3110 اداع تتازع ناودع 1ل 


1 ععموميات: |6610618 
- يجب أن تقاس جميع الأعمال التي تنجز بموجب العقد وفقاً للنظام المتري. 
- إن طرائق القياس والحسابات التي يجب اعتمادها في تحديد كميات المواد المقدمة والعمل المنجز 
بموجب العقد هي تلك الطرائق المعترف عموما بأنها موافقة للأعراف الهندسية السائدة. وتخضع جميع 
هذه الطرائق المعتمدة لموافقة المهندس. 
- يجب أن يجري المقاول جميع قياسات الموقع بحضور المهندس. بما فيها القياسات العائدة إلى الكميات 
الواردة في الكشوف. ويحتفظ المهندس بالنسخ الأصلية من سجلات القياسات الموقعة من المقاوك. 
-. يجب أن يجري المقاول حساب الكميات ثم يراجعها المهندس. حيث يجب أن تسلم نسخ إلى المهندس 
عن حسابات الكميات كاملة مع السجلاتء بما فيها المقاطع العرضيةء قبل 5 أيام على الأقل من التاريخ 
الذي يحدده المهندس لتقديم الكشف. 
في حال تخلف المقاول أو امتناعه عن قياس بنود العمل؛ يجوز للمهندسء. حسبما يراه مناسباًء أن يقدر 
الكميات للكشوف الشهرية: أو أن لا يعد كشفاً عن بنود العمل التي لم يتم قياسها والكميات التي لم يجر 
حسابها. 
1 قياس الكميات: 01131161165 01 71611اعالاددء1/1! 
1 قياس المساحة: 
يجب أن تؤخذ القياسات الطولية لحسابات المساحة أفقياً ما لم ينص على خلاف ذلك. 

- لن يجري أي حسم عن التركيبات (غرف التفتيش» وغيرها ) التي لا تزيد مساحتها على 1م75 . أما 
القياسات العرضية لحسابات المساحة فيجب اعتماد الأبعاد الصافية المبينة في المخططات أو التي يطلبها 
المهندس خطياًء ما لم ينص على خلاف ذلك. 
- تقاس الإنشاءات وفقاً للأبعاد الصافية المبينة في المخططات بصرف النظر عن الأعراف السائدة في 
القياسء؛ أو كما يأمر المهندس بتغييرها لتطابق ظروف العمل. 
- إن جميع البنود التي تقاس بالمتر الطوليء كالعبارات الأنبوبية والحواجز الواقية (الدرابزين الواقي) 
ومجاري التصريف السفلية وغيرهاء يجب أن تقاس في خط مواز للقاعدة أو الأساس الذي تقوم عليه هذه 
الإنشاءات: ما لم تبين المخططات خلاف ذلك. 
1 حجم الأعمال الترابية: 
في حساب حجوم الأعمال الترابية يجب اعتماد طريقة معدل مساحة النهايات في حساب الكميات. إلا إذا 
تجاوز الخطأ نسبة (590) زيادة أو نقصاناً بالمقارنة مع المعادلة الموشورية؛ ففي هذه الحالة يأمر المهندس 
باعتماد الطريقة الأكثر دقة. غير أنه يجب على المقاول أن يطلب هذا الأمر قبل أن يقدم كمياته للموافقة 
عليها. ولا يسمح له بطلب إعادة النظر في الكميات الموافق عليها سابقاً بغية تعديلهاء إذا كانت قد قدمت 
على أساس معدل مساحات النهايات. دون إذن مسبق باعتماد طريقة اكثر دقة. 
إن الكميات العائدة إلى فئات الحفريات المختلفة والتي يجري الدفع عنها على ابن أسشتهعان الوحدة الواردة 
في العقد يجب أن تقتصر على الأبعاد المبينة في المخططات أو المصورات أو المخططات النموذجية: أو 
المبينة على المقاطع العرضية المعتمدة. أما الحفريات التي تجري خارج الأبعاد المبينة على المقاطع 
العرضية المعتمدة فلن يدفع عنها أي مبلغ سوى ما أمر به المهندس خطياً. يعدل المهندس زاوية الميول 
المذكورة من أجل أعمال الحفر والردم مع تقدم سير العمل ويقرر معدل الميل الصحيح وفقاً لتقييمه لأوضاع 
الترية. وعلى المقاول أن يقيس ويسجل حسب الأصول الخطوط الفعلية للحفريات كما نفذت. ويقوم 
المهندس بمعاينة هذه السجلات, فإذا وجدها صحيحة وافق على القياسات كأساس للدفع. أما الحفريات 
الزائدة عن المقطع العرضي المعتمد فلن يدفع عنها أي مبلغ. باستثناء الحفريات غير الملائمة التي يأمر 
المهندس بإزالتها خطياً .ويجب ردم هذه الزيادة بمواد معتمدة حسب تعليمات المهندسء أما الحفريات 
الزائدة غير المصرح بها فيجب ردمها على نفقة المقاوك وبالمواصفات التي يحددها المهندس. 
يجب على المقاولء خلال 60 يومآ من تاريخ تثبيت الأوتاد في الموقعء. أن يقدم إلى المهندس للموافقة 
مخططات المقاطع العرضية الأصلية والنهائية للأعمال الترابية مع حسابات المساحة وحسابات حجوم 
الأعمال الترابية التي تبين المقاطع العرضية على لوحات شفافة (كالك) يمكن أخذ نسخ عنها. يجب أن 
تتضمن جميع اللوحات مريعاً للعنوان. وأن تكون ذات ابعاد يحددها المهندس. ولدى الموافقة النهائية على 
هذه المقاطع العرضية. يجب على المقاول أن يعطي المهندس اللوحات الشفافة الأصلية (الكالك) مع 3 
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نسخ عنها. وفي حال تخلف المقاول أو امتناعه عن تقديم المقاطع العرضية خلال المهلة المحددة. يجوز 
للمهندس عدم الدفع عن كميات الأعمال الترابية المتعلقة كليآ أو جزئياً: 
في حال حصول أية اختلافات عن المخططات المعتمدة. يجب على المقاول تزويد المهندس بنسخة أصلية 
وصورتين عن المقاطع العرضية والمقاطع الطولية من الرسم البياني والقيود والحسابات العائدة إلى الأوتاد 
التي ثبتها. حسب طلب المهندس. ويجب على المقاول اخذ المقاطع العرضية عند كل وتد مبين في 
المخططات. ويكون للمقاول الخيار في تقديم مقاطع عرضية متوسطة بين هذه الأوتاد. ويقوم المهندس 
بالتوقيع على إحدى الصورتين بالموافقة على الخطوط المقترحة للعملء أو يشرح تعديلاته عليها ويعيدها 
إلى المقاول. وعلى المقاول أن يقدم من جديد للموافقة أية مقاطع عرضية قد يعدلها المهندس 
يجوز للمقاول. كطريقة بديلة لإجراء حسابات الأعمال الترابية, أن يقدم إلى الإدارة للموافقة اقنراخ] 
باستعمال الحاسوب. ويجب أن يتضمن هذا الاقتراح تفاصيل أجهزة الحاسوب:؛ وبرنامج أو برامج حساب 
كميات الأعمال الترابية. وطريقة تزويد الحاسوب بالمعلومات واستخراجها منه؛ وملخصاً كاملاً لطرائق العمل 
والإجراءات المراد اتباعها. 
يجب على المقاول عدم استعمال الحاسوب إلا بموافقة مسبقة من المهندسء واستمرار هذه الموافقة 
مشروط بالحصول على نتائج مرضية. فإذا كانت النتائج التي يتم الحصول عليها من الحاسوب غير تلك التي 
كانت متوقعة أو اعتبرت غير مرضية: فيجب على المقاول إعادة إجراء حسابات الأعمال الترابية بطريقة 
المقطع العرضي. 
ويجوز أن يصدر المهندس إلى المقاول تعليمات باتباع برنامج معتمد محدد للأعمال الترابية. وفي هذه 
الحالة على المقاول أن يؤمن ويعد هذا البرنامج على الحاسوب ليقوم المهندس باستعماله في مراجعة 
حسابات الأعمال الترابية. 
1 المقاييس: ٠6510113110115‏ 21006 
عندما تستعمل كلمة (قياس) بصدد قياس الصفائح (الألواح) فإنها تعني المقياس الرسمي المعتمد في 
الولايات المتحدة. أما عند الإشارة إلى قياسات الصفائح المجلفنة (المطلية بالكهرياء) المستعملة في صنع 
الأنابيب المعدنية المغضنة. والعبارات الأنبوبية والأقواس المصنوعة من الصفائح المعدنية؛ وصناديق التدعيم 
المعدنية. فإن كلمة (المقياس) تعني ذلك المحدد في المواصفات المعتمدة من قبل هيئات التقييس الواردة 
في هذه المواصفات. 
1 الوزن: اواك الا 
إن كلمة "طن" تعني الطن المتري الذي يحتوي على ألف (1000) كيلو غرام. ويجب أن توزن جميع المواد 
التي تقاس أو تؤخذ نسبتها بالوزن بموازين دقيقة معتمدة بواسطة فنيين مؤهلين ذوي كفاءة في مواقع 
يوافق عليها المهندس. 
يمكن قبول وزن العربة في حال شحن المواد بالسكة الحديدية. شرط أن لا يتم الدفع إلا عن الوزن الفعلي 
للمواد. غير أن أوزان العريات لن تقبل بشأن المواد التي ستمر في المجابل. وفي حال استعمال الشاحنات 
لنقل المواد التي يجري الدفع عنها على أساس الوزن؛ فينبغي أن توزن وهي فارغة يومياً في الأوقات التي 
يأمر بها المهندسء ويجب أن تحمل كل شاحنة علامة تعريف مقروءة بصورة واضحة. 
1 الحجم: ع:1انااملا 1 
يجب نقل المواد التي تقاس بحجم الشاحنة في شاحنات معتمدة, وان تقاس المواد فيها عند نقطة 
التسليم. ويمكن أن تكون الشاحنات المستعملة لهذا الغرض من أي حجم أو نوع يعتمده المهندسء. شرط 
أن يكون صندوق الشاحنة ذا شكل يتيح قياس محتوياتها الفعلية بسهولة ودقة. يجب تحميل جميع 
الشاحنات بكامل سعتها بشكل مستوء ويجوز للمهندس أن يأمر بإعادة تسوية الحمولات لدى وصول 
الشاحنات إلى نقطة التسليم. 
لدى طلب المقاول وموافقة المهندس خطياً. يمكن وزن المواد المحدد قياسها بالمتر المكعب 

وتحويل أوزانها إلى أمتار مكعبة لأغراض الدفع. إن عوامل التحويل من القياس بالوزن إلى القياس بالحجم 
يقررها المهندس ويوافق عليها المقاول قبل اعتماد هذه الطريقة لقياس الكميات لأغراض الدفع. 
1 المواد البيتومينية: 113611315 811101111110145 
د يجب قياس الحجوم على درجة 15.6 درجة مئوية (60 درحة فهرنهايت) أو تصحح على الحجم على 
نفس الدرجة المذكورة باعتماد مواصفات (101250 /8511) لمواد الإسفلت أو مواصفات (10633 /65117) لمواد 
الإسفلت. 

تستعمل الأوزان الصافية القياسية, أو الأوزان المبنية على الحجوم المعتمدة فيما يخص شحنات السكة 
الحديدية أساسآً للقياس؛: على أن تكون خاضعة للتصحيح عندما تفقد المواد البيتومينية من العرية أو جهاز 
التوزيع أو تهدر, أو في حال عدم إدخالها في العمل لأي سبب آخر. 

عندما تشحن المواد البيتومينية بالشاحنات أو أي من وسائط النقل الأخرى. يمكن اعتماد الأوزان أو 
الأحجامر الصافية المعتمدة لحساب. الكميات. على أن تكون خاضعة للتصحيح بنسبة الفقدان أو الرغوة. 
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- عند نقل المواد البيتومينية مباشرة من المصفاة (معمل التكرير) إلى موقع العمل. يمكن إجراء القياس 
في المصفاة بعدادات تبين تعديل الناتج عن درجة الحرارة بدلا من وزنها. 

1 الإسمنت: 66111 

يقاس الإسمنت بالكيسء وتعني عبارة " كيس " وزن (50) كيلو غراماً من الإسمنت. 

1 المبلغ المقطوع: 11لا5 1110لا 

المبلغ المقطوع يعني تسديداً تامآ عن العمل الموصوفء. وتشمل جميع الأيدي العاملة والمعدات والمواد 
اللازمة لإنجاز العمل وكافة التكاليف المذكورة في البند (2.7.1). 

1 التركيبات والملحقات: 5011©5دعع26 300 كنآ 

عندما يظهر أي بند من بنود العمل على المخططات بأنه يتطلب تركيبات وملحقات متنوعة لا يتوفر لها بند 
مستقلء» . يعتبر سعر الوحدة المعنية شاملاً تلك التركيبات والملحقات سواء اعتبرت على أساس مبلغ 
مقطوع أو غير ذلك. 

1 إليجار المعدات: 111 مآبانع الدخامعع 

يقاس إيجار المعدات بالساعات؛ وذلك بوقت العمل الفعلي والوقت اللازم لانتقال المعدات ضمن الموقع: إلا 
إذا طلب المهندس معدات خاصة بصدد التنفيذ على أساس حساب القوة العاملة (بالأمانة). ففي هذه 
الحالة يقاس وقت الانتقال والنقل إلى الموقع. 

1 اللبنود المصنعة: 1561115 0ع1با1 »813111013 

عندما تنص المواصفات على بنود نموذجية مصنعة كالأسيجة والأسلاك والصفائح والأشكال المبرومة 
وأنابيب الأسلاك الكهربائية وغيرهاء. مع تعريف هذه البنود بالمقياس أو وزن الوحدة أو أبعاد المقاطع أو 
غيرهاء فإن هذا التعريف يعتبر بأنه أوزان أو أبعاد اسمية. تقبل التفاوتات أو الفروقات الصناعية الموضوعة من 
قبل الصناعات المختصة. ما لم ينص على تفاوتات أضيق منها في المواصفات المعتمدة. 

1 شمولية السعر (أساس الدفع): غ711الاج2 01 0م560 

ينبغي على المقاول أن يضمن عرضه لتنفيذ العقد أسعار الوحدة أو الكمية أو المبلغ المقطوع التي 
احتسبت أسعاره على أساسهاء وذلك في جدول الكميات. 

وبالإضافة إلى ما هو مبين على المخططات أو المخططات النموذجية والمخططات التكميلية الملحقة أو 
الإيضاحية أو ما هو مبين بهذه المواصفات أو المواصفات التكميلية أو الخاصة. فإن أسعار عرض المقاول 
المدرجة في جدول الكميات ينبغي أن تتضمن بالنسبة لكل بند من بنود العرضء التكاليف المتعلقة بما 
يلي: 


جميع تكاليف استخدام الأيدي العاملة والمواد وتكاليف إدارة العمل والنثريات والربح والهوالك والريوع؛ وما 
يستحق دفعه للآخرين لقاء استخدام الأراضي أو الضرر الحاصل لممتلكات الآخرين: وأية أعمال ضرورية 
لإتمام العمل حسب الأصول المتبعة مما لا يدفع لقاءه بشكل منفصل ولكنه محمل على سعر العمل الذي 
يستحقى الدفع لقاء بنودة, .وتصريف الماء لوقاية العمل أثناء الإنشاء والنقل والأدوات ووضع المواد حيثما هو 
مبين في هذه المواصفات أو حسب التعليمات الصادرة؛ والتغطية والتدعيم والركائز. ومعدات المختبر 
والعمال اللازمين لإجراء الاختبارات. ومكاتب العمال وكافة التكاليف الأخرى اللازمة لإتمام العمل حسب 
الأصول. وإذا كانت الفقرة المتعلقة بشمولية السعر (أساس الدفع) في المواصفات العائدة لأي سعر للوحدة 
في جدول الكميات. تتطلب أن يشمل سعر الوجدة عملاً معينآ ضروريا أو مادة معينة ضرورية لذلك البند وأن 
يعتبر تعويضاً تامآ عن ذلك, فإن هذا العمل ذاته أو المادة ذاتها لن يجري قياسهما أيضاً ولن يتم الدفع عنهما 
بموجحب أي بند آخر قد يرد في أي مكان آخر من المواصفات. 
1 التعويض عن الكميات المعدلة: 011311115 لع17عغا8 10 1011أ2دلعم ترم 

عندما تختلف كميات العمل المقبولة عن جدول الكميات. يجب على المقاول أن يقبل الدفع بأسعار 
المعدة الأشلية الوازدة في رول الكمناتءوالاك عان مرعد ذلك ستديدا ناما 'فيفا تعلق بالبنوة ا لمتموض 
عليها في العقد. ٠‏ | . ْ 97 ْ 
- لن تؤخذ بعين الاعتبار أية نفقات زائدة أو خسارة عائدات أو أرياح متوقعة تكبدها أو طالب بها المقاول 
وكانت ناتجة إما بصورة مباشرة عن هذه التغييرات, أو ناتجة بصورة غير مباشرة عن عدم التوازن في توزيع 
النفقات العامة أو الخسارة اللاحقة بين بنود العقد ‏ أو عن أي سبب آخر. 
1 الدفع عن العمل على أساس حساب القوة العاملة (بالأمانة): 
هلالا غ11نا0ع86 عع زه 501 21011 دناعم 0111 
فيما يختص بجميع الأعمال التي تنفذ على أساس حساب القوة العاملة. يجب على المقاول خلال القيام 
بهذا العمل أن يسلم كل يوم إلى المهندس لائحة من نسختين يبين فيها بدقة اسم كل عامل جرى 
استخدامه في تنفيذ هذا العمل ومهنته والوقت الذي عمل فيه: وبيانآً من نسختين أيضاًء يذكر فيه أوصاف 
وكميات جميع المواد والمعدات المستعملة في العمل أو من أجله. 
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يوقع المهندس نسخة واحدة من كل لائحة وبيان إذا كانت صحيحة أو عندما تتم الموافقة عليها ثم يعيدها 
إلى المقاول. ويجب على المقاول في نهاية كل شهر أن يسلم إلى المهندس بيانآ بالقيمة مبنياً على 
الكشوف اليومية المذكورة المعتمدة للأيدي العاملة والمواد والمعدات. 
1 العمل دون موافقة: ©!2هملالا لع110:212غنا13لا 
كل عمل ينفذ زيادة على متطلبات المخططات والمواصفات كزيادة عمق الحفريات, أو زيادة سماكة طبقة 
الأساس أو زيادة سماكة الخرسانة أو ما شابه ذلك من البنود؛ لا يدفع عنه كعمل إضافي ولا يعتبر اناسنا 
للمطالبة بالتعويض عن عمل إضافي تم إنجازة:. ما لم يكن هذا العمل الإضافي قد أعطيت موافقة به من 
قبل المهندس إما بأمر تكليف أو نامر تقيير: أما معرفة المهندس أو ممثله بأن هذا العمل الإضافي يجري 
القيام به فلا تشكل موافقة على القيام به. 
1 السلفة: 523/1111 0ع2013116 
يجوز صرف دفعة مقدمة (سلفة) للمقاول بمجرد استلامه الموقع. وتحدد قيمتها في شروط العقد وذلك 
مقابل خطاب ضمان غير قابل للإلغاء من أحد المصارف المعتمدة من قبل الإدارة بنفس قيمة السلفة, 
وتحسم السلفة من الكشوف الشهرية بنفس النسبة الممنوحة. 
2,”.1ظ الكشوف الشهرية: 5636611111 بلإالاادرهال8 
على المقاول أن يقدم إلى المهندس في نهاية كل شهر كشفاً شهرياً من ست نسخ منظماً وفق نموذج 
يقبله المهندسء يتضمن بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول أنه يستحقهاء ومرفقاً به المستندات المؤيدة 
التي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقدم سير الأعمال وفق البرنامج الزمني. ويتضمن الكشف الشهري: 
1 قيمة الأعمال المنجزة بصورة نهائية والأعمال غير المنجزة نهائياً حسب درجة إنجازها مقدرة حسب 
الأسعار الملحوظة لها في العقدء بما في ذلك الأعمال المنفذة بناء على أوامر التغيير المعتمدة. مع الأخذ 
بالاعتبار البنود 3 حتى 8 أدناه. 
2 قيمة 890 من مجموع الاحضارات المجهزة في موقع العمل والمطابقة لشروط العقدء وتقدر قيمتها على 
اساس 0 الأقل بين السعر الرائج لهذه الاحضارات عند تنظيم الكشفء والسعر المقدر لها في جدول 
تحليل الأسعا 
3-أية فا يجب إضافتها أو حسمها نتيجة لتعديل الأسعار الناجم عن تغيير الأسعار, أو الظروف التي 
تسمح شروط العقد بموجبها بتعديل الأسعار. 
4 مبالغ التوقيفات وفق النسبة المئوية المحددة في العقد التي يجب اقتطاعها من إحمالي المبالغ 
المستحقة للمقاوك. 

5 أية مبالغ يجب حسمها لتغطية أقساط السلفة وفق ما هو وارد في العقد. 
6 أية مبالغ يتم حسمها نتيجة لتأخر المقاول عن السير بعمله بالسرعة المقدرة في البرنامج الزمني 
0 وتتناسب هذه المبالغ مع مقدار غرامة التأخير الناجم. 

5 أية مبالغ أو حستميات أخرىك ثتم بموجحب أحكام العقد. 

فى سمح د ده ين ول في الكشوف السابقة. 
- يجري صرف الكشوف من قبل الإدارة خلال مدة 60 يومآ من تاريخ تلقي المهندس للكشف من المقاول 
بالشكل المقبول منه. وكل تأخير بالصرف بعد هذه المدة غير ناجم عن المقاول يضاف حكمآ لمدة العقد, 
ويحق للمقاول الحصول على الفائدة القانونية عن المبالغ التي تم تأخير صرفها خلال فترة التأخير. 
- إن مصادقة المهندس على الأعمال والإحضارات الواردة في الكشوف الشهرية وتادية قيمتها من قبل 
الإدارة. لا تعني بحال من الأحوال موافقة الإدارة على قبولها نهائياً أو تنازلها بشأنها عن أي حق من حقوقها 
المنصوص عليها في العقد. ويحق للإدارة طيلة مدة نفاذ العقد ومدة الضمان مراجعة حساب هذه الدفعات 
وتسوية كل خطا أو سهو قد يظور فيها. 
1 الكشف النهائي: 5536611611 أهقداط 
- يجب على المقاول خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الاستلام المؤقت, أن يقدم إلى الإدارة كشفاً نهائياً 
يتضمن قيمة جميع الأعمال المنجزة بموجب العقد حتى تاريخ الاستلام المؤقت: إضافة إلى أية مبالغ 
أخرىك يرى المقاول انه يستحقها. 

إذا لم توافق الإدارة على الكشف النهائيء فعلى المقاول تقديم المعلومات الإضافية التي قد تطلبها 
الإدارة وإجراء التعديلات التي يتفق عليها بين الإدارة والمقاول. وعلى المقاول عندئذ تقديم الكشف النهائي 
المتفق عليه, أو الجزء المتفق عليه فقط من الكشف النهائي 
تقوم الإدارة بصرف قيمة الكشف النهائي المتفق عليه عن 0 يوماآً من تاريخ تسلمه من قبل الإدارة, 
وكل تاخير في الصرف بعد هذه المدة يضاف ويستحق عليه المقاول الفائدة القانونية المترتبة على المبلغ 
المستحق له بموجحب هذا الكشف وذلك لمدة التأخير. 

إذا تحقق للإدارة بمقتضى أحكام العقد أي مبلغ أو دين أو التزام مالي على المقاول لم يقم بتأديته عند 
الطلب. يحق للإدارة أن تحسمه من المبالغ المستحقة أو التي يستحقها المقاول لديها وتنزلك من الكشوف 
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مباشرة وتحول لصالح الإدارة. سواء كان ذلك بموجب هذا العقد أو بموجحب عقد آخر أو من التأمينات أو 
التوقيفات العائدة له: وإذا لم يكف ذلك فيمكنها تحصيل ما تبقى وفقآ لقانون جباية الأموال العامة. 

1 التوقيفات: 126161161011 

1 تحتفظ الإدارة بمبالغ التوقيفات التي تقتطعها من الكشوف الشهرية إلى أن يتم تسليم 
الأعمال المطلوبة في العقد تسليمآ نهائياً ويشكل مقبول. 

31 تتعاد التوقيفات إلى المقاول بعد قيامه بتسليم المشروع تسليماً نهائيآً وثبوت مطابقة جميع 
الأعمال المنجزة في المشروع للشروط والمواصفات المطلوية. وعدم ظهور أي عيب أو نقص في تلك 
الإعمال حتى تاريخ الاستلام النهائي. 

1 يحق للإدارة أن تحسم من التوقيفات المبالغ التي تصرفها في استكمال أية نواقصء وإنجاز أية 
أعمال بالنيابة عن المقاول استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب العقد. وأن تحسم منها قبل إعادتها 
إلى المقاول كل غرامة أو جزاء أو تعويض. 

1 للإدارة إذا وحدت عند الاستلام المؤقت أن الأعمال المنجزة من قبل المقاول قد تمت بشكل 
مرض ومستكمل للمواصفات المطلوبة أن تعيد له مبلغآ لا يتجاوز نصف التوقيفات بالإضافة إلى التأمينات 
النهائية المعادة له . وأن تكتفي بما لا يقل عن 5090 من التوقيفات كمبلغ احتياطي يمكن التصرف به حتى 
تاريخ الاستلام النهائي. 
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